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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 153 

4 Απριλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 

Αριθμ. 462 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδιών προκηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥΘΟΑΣ Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΧΩ- 
ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ». 

1.0 συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 37.022,40 €. 

Γενικά Έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 
6.664,03 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 6.552,96 €. 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 50.239,39 €. 

Αναθεώρηση 180,78 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 9.579,83 €. 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο οικισμός Τουθόα 
του Δ.Δ. Λευκοχωρίου του Δήμου Λαγκαδιών. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημο¬ 
σίευση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους 
του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λαγκαδιών του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία (η οποία δεν είναι απαραίτητο να 
είναι και πάλι Τρίτη) που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 


ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ 

6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 κατηγορία και άνω (τηρουμένων 
των κατώτατων ορίων) για έργα Οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Οικοδομικά. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
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Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοσδήποτε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ποε), συνοδευόμενες 
από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα συνολικού 
ποσού 1004,79 ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., οι οποίες θα απευθύνονται στον 
Δήμο Λαγκαδιών και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοι¬ 
νοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επι¬ 
τρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα 
είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εκα¬ 
τόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών χρη¬ 
ματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

11. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
απρ το Δήμο Λαγκαδιών με έδρα τα Λαγκάδια Αρκαδίας 
Τ.Κ. 22003, Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ.: 27950 43211 - 
ίαχ 27950 43215. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δή¬ 
μος Λαγκαδιών), εφόσον ζητηθούν και διατίθενται: για 
την συγκεκριμένη δημοπρασία που διενεργείται Τρίτη 
29.4.2008 μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη 24.4.2008. Γ ια 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε Δέκα πέντε (15) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερόμενης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 


υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιριών μεταφο¬ 
ράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών Αρκαδίας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαγκάδια, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 3299 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη οικονο¬ 
μικότερη προσφορά σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Η προϋπολο- 
γιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 176.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διατιθέμενη πίστωση 2008 176.000 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 24.4.2008 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ιεράπετρας από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 8.880 € 
με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύ¬ 
νεται προς τον Δήμο Ιεράπετρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του 
διαγωνισμού από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με από¬ 
δειξη καταβολής 5 € στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιεράπετρας, Αρμόδιος υπάλληλος Δραγα- 
σάκης Λευτέρης 2842340345. 

Ιεράπετρα, 1 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 40434 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διενεργεί Ανοικτό διαγωνισμό, με συντετμημένες προ¬ 
θεσμίες και κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ για την προμήθεια 6.500 κουτιών Μεταξόσπορου 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ, 
με αριθμό Δ/ξης 3343/Α.Γ/2008. 

Προϋπολογισμού: 91.700 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 9%. 

Τόπος Παράδοσης: Αθήνα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21.4.2008 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. 
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Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21.4.2008 ημέ¬ 
ρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ¬ 
ΜΩΝ (Μενάνδρου 22 - 7ος όροφος) 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 4.4.2008, ημέρα Παρασκευή. 

Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3343/ 
Α.Γ/2008 Δ/ξης, παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από την ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 717, τηλέφωνο 
210 2125205, αρμόδια Γκουβάτσου Αργυρώ.) 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2008 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-♦- 

(4) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. 10485 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί Ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την ανάδειξη χορηγητή διατηρημένων τροφί¬ 
μων για (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 174.916,00 
€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με αριθμό διακή¬ 
ρυξης 38.08. 

Προϋπολογισμός: 174.916,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 

Τόπος παράδοσης. Εντός της Αποθήκης Τροφίμων 
του ΨΝΑ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5 Μαΐου ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο: 4.4.2008 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στην Ε.Ε.Ε.Ε. — 

Η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσε¬ 
λίδα του Ψ.Ν.Α: νν\Λ/νν.ρδγΙΐ3ΐ.ς|Γ (σύμφωνα με την οδηγία 
2004/18ΕΚ άρθρο 38). 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παραλαβή 
σχετική διακήρυξης κ.λ.π., μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γ ραφεία 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. (Λεωφόρος Αθηνών 374, 
Τ.Κ. 124 62, Γραφείο Προμηθειών (Νο: 18). τηλ· 2132054241, 
Ϊ3Χ: 210-58.12.504, Ε-ΓΠ3ΪΙ: ρΐΌηΓΗΐΙ"ΗΘ3@ρ5γΙτ3ΐ.ς!Ι· 

Χάίδόρι, 1 Απριλίου 2008 

Η Διευθύντρια 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ 
-♦- 

(5) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 
Αριθμ. 336888 

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ («Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ»), προκηρύσσει την 
με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του έργου: «Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες 
τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών, 
μεταφοράς και μετατόπισης παροχών, συστημάτων πα¬ 
ροχών, ειδικών παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας 


Τομέα Αθήνας», Εργολαβία : Ε-803. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (3.279.640,00 €) 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών έργων. 
(Υδραυλικό υπό πίεση). 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται 
ως εξής: 

1. Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη 
Σσ = 1.952.837,00 € 

2. Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Σσ = 351.510,66 € 

3. Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη 
ΣΣ = 2.304.347,66 € 

4. Απρόβλεπτα 15% χ ΣΣ = 345.652,34 € 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ = 
2.650.000,00 € 

6. Αναθεώρηση = 106.000,00 € 

7. Φ.Π.Α. 19% = 523.640,00 € 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ = 
3.279.640,00 € 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 5.2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της διακήρυξης, διατίθενται 
από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ της «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ», στην οδό Αθηνάς 58, 
στον 7° όροφο. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 749 5674 και 210 749 
5676, ΡΑΧ : 210 749 5642, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Χαρ. Χρονόπουλος. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι 
και την 17.4.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι πέντε 
ΕΥΡΩ (25 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της Αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπο¬ 
ρούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυ¬ 
δρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, πέραν της παραπάνω αναφερόμενης δαπά¬ 
νης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. 
Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στην αίθου¬ 
σα διαγωνισμών της Υπηρεσίας Δημοπρατήσεων, οδός 
Αθηνάς 58, 7 ος όροφος, στις 22.4.2008, ημέρα Τρίτη. Ώρα 
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λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστάμε¬ 
νη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η Επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα «προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην τρίτη (3 η ) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών ή στην τρίτη (3 η ) τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω (β) κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφω¬ 
να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης 
της Δημοπρασίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 53.000,00 ΕΥΡΩ. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δε γίνεται δεκτή, αν 
έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια 
οικονομική προσφορά. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 


Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥ- 
ΔΑΠ ΑΕ»), 

Η σύμβαση του παρόντος έργου υπόκειται στον έλεγ¬ 
χο και στις συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/ 
Α/10.11.2005). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 1265 

Ο Δήμαρχος Γαλαξιδίου προκηρύσσει την διενέρ¬ 
γεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση 
αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου» με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και 
του ν. 3263/2004 για το διαγωνισμό και την εκτέλεση 
του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984 «περί 
Δημοσίων Έργων, το ν. 2229/1994 που συμπληρώνει 
και τροποποιεί τον ν. 1418/1984, των ν. 3263/2004 του 
π.δ. 609/1985 και των σχετικών διαταγών και εγκυκλίων. 
Εξ άλλου ισχύουν και οι διατάξεις του π.δ. 28/1980 σε 
ότι αφορά την εκπόνηση μελετών, τις προμήθειες και 
τις αρμοδιότητες των αποφαινομένων οργάνων και το 
π.δ. 171/1987 και ο ν. 2576/9.2.1998 και το π.δ. 218/1999 
όπως τροποποίησε το π.δ. 609/1985. Ο προϋπολογισμός 
μελέτης είναι 104.209,00 € από το οποίο οι προς δη- 
μοπράτηση εργασίες ανέρχονται σε 87.570,60 € και το 
υπόλοιπο Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ και ο χρόνος κατασκευής του ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.4.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10 μ.μ. (λήξη επίδοσης - παραλαβής προσφορών) 
στα Γραφεία του Δήμου Γαλαξιδίου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α1 τάξης και άνω για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ ια εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 1.751,41 € και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Γαλαξιδίου. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ¬ 
νεστε κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα γραφεία του 
Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας. 

Γαλαξίδι, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΡΟΣΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ 


( 7 ) 
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 4274272 

Ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής 
«ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» προκηρύσσει τους παρακάτω ανοικτούς 
διαγωνισμούς: 

Αριθμ. Διακ: 8019 

Προμήθεια: Υαλοπινάκων των Α/Α ΒΑΙΕΒΙΙ3, προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης 292.623 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και 348.222 
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι 
την 6.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.15 π.μ ακριβώς στον 
9° όροφο στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

Αριθμ. Διακ: 8022 

Προμήθεια: Ομφαλών φορείων (για βυτία) σειράς 65001 - 
65020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α. και 85.680 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
19%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφρά¬ 
γισης αυτών μέχρι την 22.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.15 π.μ ακριβώς στον 9° όροφο στο κτίριο του ΟΣΕ 
Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, 
καθημερινώς από 11.00 -13.00 σε: 

1) Αθήνα: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210- 5297229-230 

2) ©εσ/νίκη: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΕΥΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Αριθμ. 166 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ Τ.Κ. 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Διε¬ 
νέργεια Τακτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια του Νοσοκομείου 
σε ΕΙΔΗ Παντοπωλείου (Μόνο Τρόφιμα), σύμφωνα με 
ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία και ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 3/24.1.2008 (θέμα δ'ΕΗΔ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΕΡ¬ 
ΜΑ - Τ.Κ. 32100 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/Α/2007). 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 133.000,00 ΕΥΡΩ συν 
Φ.Π.Α. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
6.5.2008 και ώρα 10:00 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ: 


Η τιμή των προσφορών θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και οι 
προσφορές (τεχνική και οικονομική) θα υποβάλλονται 
εις διπλούν στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της 
παραγράφου 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθρ. 11 
και 12 του π.δ. 118/2007. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπη¬ 
ρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προ¬ 
ηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. 

Η διακήρυξη δίνεται έναντι ποσού 20,00 ΕΥΡΩ σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 και ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 6/8.2.2007 (θ. 15°) απόφαση του Δ.Σ. 

7. ΓΛΩΣΣΑ: Η Ελληνική. 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: α) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης, ήτοι 7.250,00 ΕΥΡΩ με ισχύ 210 ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Γ ια την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή 10 % της συμβατικής 
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

9. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επό¬ 
μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λια¬ 
νικής τιμής των ειδών. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ: Η 1.4.2008. 

12. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΙ¬ 
ΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, στις οικονομικές 
εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
καθώς και στις τοπικές εφημερίδες ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ, ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΣΚΥΤΑΛΗ, να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Ν. Βοιωτίας και του ΕΟΜΜΕΧ. 

Λιβαδειά, 1 Απριλίου 2008 
Η Διοικητής 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΗΤΣΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Αριθμ. 1846 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, 
προκηρύσσει ότι εκτίθεται, κατά τις διατάξεις του 
ν. 1069/1980, του Κανονισμού Διοίκησης και Οικονομικής 
Διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., του π.δ. 394/1996, σε δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου και αξι¬ 
ολόγηση προσφορών, προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με τις προ¬ 
διαγραφές της μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
400.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια αφορά σε ένα καινούριο τριαξονικό απο- 
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φρακτικό μηχάνημα με δεξαμενή καθαρού νερού και δεξα¬ 
μενή ακαθάρτων συνολικής χωρητικότητας 10.000 λίτρων 
τουλάχιστον και δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού. 

Το αποφρακτικό μηχάνημα θα παραδοθεί από τον ανά- 
δοχο στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

Η προμήθεια ενδεικτικού προϋπολογισμού 400.000,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ταμείο Συνοχής, κατά 8,75% από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων επενδύσεων και κατά 16,25% από 
ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστικοί οί¬ 
κοι της ημεδαπής ή από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ, από 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις και χώρες που έχουν υπο¬ 
γράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή αναγνωρι¬ 
σμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου εξοπλισμού, 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή επαγγελμα¬ 
τική οργάνωση, ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι εγγε¬ 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια με την προσκόμιση 
αποδεικτικών εγγράφων των αντιπροσωπευόμενων ερ¬ 
γοστασίων της αλλοδαπής. 

Οι εγγυήσεις παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. και του 
Ε.Ο.Χ. ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% (20.000 ευρώ) και 
καλής εκτέλεσης 10%. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος είναι 6 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφορές θα ισχύ¬ 
ουν και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή για 4 μήνες. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

Προκειμένου οι υποψήφιοι να αποδείξουν τη χρηματο¬ 
οικονομική τους ικανότητα θα πρέπει να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της διακήρυξης. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ Σβορώνου 17, Κατερίνη, μέχρι την Δευτέρα 
21.4.2008 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας στις 
21.4.2008 και ώρα 12:00. Κατά την αποσφράγιση μπορούν 
να παρευρίσκονται είτε οι διαγωνιζόμενοι αυτοπροσώ¬ 
πως είτε νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Ολα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι υποχρε¬ 
ωτικά στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Οι εγγραφές και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ 
ανάδοχου και κύριου του έργου θα γίνονται υποχρεω¬ 
τικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Τεύχη διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την Πέμπτη 17.4.2008 
καταβάλλοντος το ποσό των 20 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Κατερίνη, 1 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΒΑΝΙΔΗΣ 

( 10 ) 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

Αριθμ. 3367 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών, για την ανάδειξη ανάδο¬ 
χου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση εργοστασίου 
Αναστασιάδη και διαμόρφωση του χώρου στάθμευ¬ 
σης», υπ’ αριθμ. 54/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τις διατάξεις 
του π.δ. 600/1985, του π.δ. 171/1987 όπως αυτά ισχύουν 
σήμερα, το ν. 3263/2004, το ν. 3481/2006, το ν. 3548/2007 
και τις υπόλοιπες διατάξεις που διέπουν την νομοθεσία 
των δημοσίων έργων. 

Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου εί¬ 
ναι 75.000,00 € + 14.290,00 Φ.Π.Α. 19 %, δηλαδή σύνολο 
89.250 € ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.4.008, ημέρα Τρίτη, στο 
Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμβολή των 
οδών Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12 με θερίσου, στον δεύτερο 
(2ο) όροφο (αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής). Ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής προσφορών η 10η π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €) σε γραμ¬ 
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο Αμπελοκήπων σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 5 του ν. 1418/1984 και 23 και 27 του 
π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. με εργοληπτικό 
πτυχίο Α1, Α2,1 ης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, κοινοπραξίες τάξης Α1, Α2 και 1 η καθώς και όσοι 
άλλοι δικαιούνται από τον νόμο να συμμετάσχουν. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι την Πέμπτη 17.4.2008 αντί του πο¬ 
σού των δέκα ευρώ (10 €), από την Διεύθυνση Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου (3 ος όροφος), τηλ. 2310 - 729 614, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 9.00 π.μ. έως τις 
13.30 μ.μ., (Γιώργ. Βασιλειάδη). 

Αμπελόκηποι, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αριθμ. 2599 

Ο Δήμαρχος ΠΑΛΛΗΝΗΣ διενεργεί ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο 
Παλλήνης Νομού Χαλκιδικής» με αριθμ. πρωτοκόλλου 
της προκήρυξης 2550/1.4.2008. 

Στοιχεία του διαγωνισμού: 

- Είδος σύμβασης: προμήθεια και εγκατάσταση 

- Ταξινόμηση κατά ΟΡ\/: 32400000: Δίκτυα 

32500000: Τηλεπικοινωνιακό υλικό 

32510000: Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 

32570000: Εξοπλισμός Επικοινωνιών 
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- Κριτήριο επιλογής: πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μικής απόψεως προσφορά 

- Προϋπολογισμός προκηρυσσομένου έργου: 78.300,00€ 
(πλέον ΦΠΑ: 14.877,00€). Συνολικός προϋπολογισμός: 
93.177,00 €. 

- Τόπος παράδοσης: στην έδρα του Δήμου, και όπου 
επιβάλλεται από την φύση των ζητούμενων υπηρεσι¬ 
ών. 

- Γλώσσα υποβολής προσφορών: ελληνική. 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προ¬ 
σφορών: 2.5.2008 ώρα 11 π.μ. 

- Τόπος υποβολής προσφορών: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

- Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 
2.5.2008 ώρα 11:30 π.μ. 

- Προϋποθέσεις συμμετοχής και λοιπά δικαιολογητικά: 
όπως στο τεύχος προκήρυξης. 

- Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 
5.4.2008. 

- Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Χανιώτη, 2 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

Αριθμ. 250 

Ο Δήμαρχος Παλαιοκαστριτών προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΠΑ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΛΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 89.525 € 
(με Φ.Π.Α. 19%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
28.158,18 ? και ΛΙΜΕΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 27.000€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία του Δήμου Παλαι- 
οκαστριτών μέχρι τις 17.5.2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2663360264, ΡΑΧ 
2663042183, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ. 
Κούρκουλου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.4.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προ¬ 
σφορών), στα γραφεία του Δήμου ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
(Παλαιοκαστρίτσα Λακώνων) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1ης τάξης για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. 

2. Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή απο κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

3. Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.500€, και κατατίθε¬ 
ται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι 210 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εναρ. Έργου ΣΑΕΠ 
0223, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ σε 
ποσοστό 80 % και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 
20%) και υπόκειται στις κρατήσεις [1] που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 
137 Α/24.8.1993). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ (Παλαιοκαστρίτσα Λα¬ 
κώνων Κέρκυρας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και στα τηλέφωνα 2663360264, ΡΑΧ: 2663042183. 

Λάκωνες, 2 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 276 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Διεύθυνση 
ΔημοσίωνΈργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ 
- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 175.000 
ευρώ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
με προϋπολογισμό 145.383,55 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΕΣΕ/ 
Π ΚΜ Στρωμνίτσης 53 - Θεσ/νίκη, μέχρι τις 17.4.2008 
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310390217, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2310330378, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία; Κων/νος Μαυροματίδης γραφείο 103 1 ος 
όροφος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και 1η ανεξαρτήτως έδρας και 
2η με έδρα ή δεύτερη επιλογή το νομό Ημαθίας στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.908 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες, 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΕΟ Α.Ε. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΔΔΕ/ΠΚΜ. 

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 

Ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
Αριθμ. 2221 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α/1995) «Προμήθειες του 
δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

1.2 Του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ 150266 Α/3185) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου». 

1.3 Του 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α/1995) «Προσαρμογή Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο». 

1.4 Του β.δ. 334/1973 (ΦΕΚ 100/73) Οργανισμός του 

Ε.Ι.Α.Α. 

2. Την υπ’ αριθμ. 4/1.2.2008 απόφαση Δ.Σ, του Ε.Ι.Α.Α. κερί 
εξουσιοδότησης Διοικητού 3. Τις υπ’ αριθμ. 9/18.3.2008 
απόφαση Δ.Σ. 

Προκηρύσσει 


Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση 
του διαμερίσματος επί της οδού Γιαννόπουλου 5 και 
Αγ. Λαύρας, περιοχή Ζωγράφου Πρόχειρους 3 ος όροφος 
75 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 350,00 Ευρώ, στις 5.5.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., στο γρ. Προμηθειών του 
Ε.1.Α.Α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
τη σχετική διακήρυξη από το Γρ. Προμηθειών κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. τηλ. 
2102384401 (Χατζηδάκη) 

Ίλιον, 31 Μαρτίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αριθμ. 5090 

1. Ο Δήμαρχος Κ. Νεκροκοπίου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΕΞΟΧΗΣ,» με προϋπολογισμό 84.033,61 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 82.55 
2,20€ (Συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ κα 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας (Αγίου 
Δημητρίου 23 - Νευροκόπι), μέχρι τις 17.4.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧ. 
ΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25233-50131, 50129, ΕΑΧ 
επικοινωνίας 25230-21039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Χατφοτεφάνου Σ, 
Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός ©α διεξαχθεί στις 2.4.2008. ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους προσφορά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.β 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

- Στην Α1 τάξη για έργο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ,Σ) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
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παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 509/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γιο την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγορών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985, Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται 
κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση κατ 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π, για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ, 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένο είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά το λαπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις γιο 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς γιο την κατασκευή Δημοσίων Έργων, 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.652,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Νευροκοπίου 

Κ. Νευροκόπι 1 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ 

Αριθμ. 2314 

Ο Δήμαρχος Οιτύλου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώ- 
σεις - ασφαλτοστρώσεις - διανοίξεις Τ.Δ. Μίνας και 
Κοιτάς» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων - εργασιών 
98.318,566 χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δημαρχείο Οιτύλου μέχρι 
την 30.4.2008, ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του ανωτέ¬ 
ρω έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Οιτύλου 
με το σύστημα της «ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό» 
του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 4 παρ. 
4α ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 


31 Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α2,1ης 
και 2ης (εντός Νομού) στην κατηγορία Οδοποιία. 

3.2 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.ΟΧ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και 
σε τάξη αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3.3 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

4. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρα¬ 
τούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 
1.967,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται-από τακτικά έσοδα του 
Δήμου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ, 2 του ν. 3263/2004 
απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκα¬ 
τόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

8. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 3481/2006). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Αρεόπολη 28 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Αριθμ. 5716 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, έχοντας υπό¬ 
ψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» το 
π.δ. 394/1996, το ν. 2955/2001, το ν. 2741/1999 και το 
ν. 3329/2005, το π.δ. 118/2007 και το π.δ. 60/2007, προκη¬ 
ρύσσει: Δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, που θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
στις 23.5.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. 
(Λήξη κατάθεση προσφορών μέχρι την 22.5.2008 και 
ώρα 14:00 μ.μ.) για την την ανάδειξη αναδόχου για τον 
καθαρισμό των χώρων του Νοσοκομείου προϋπολογι- 
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σμού δαπάνης: 428.110,00 €. 

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. Τηλ: 210/5301312-314 

Η Διοικητής 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
-♦- 

(19) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
Αριθμ. 6/08 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΛΑΕ)/Αερο- 
δρόμιο Δεκέλειας (Τατόι) 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ.: 210 

- 870 5015. ΡΑΧ: 210 - 64 45 633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 118/2007 και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις 
των ν. 2362/1995 και 2286/1995. 

3. α. Αντικείμενο της προμήθειας: «Είδη Ιματισμού - 
Υπόδησης μαθητών Στρατιωτικών Σχολών έτους 2008 

- 2009» ως κατωτέρω: 

- Υποκάμισα λευκό: 1.030 τεμ. προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης 25.000,00 € 

- Δίκοχα Σ.Ι: 900 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 

11.000,00 € 

- Εθνόσημα Αετός: 2.400 τεμ. προϋπολ ογισθείσας 
δαπάνης 29.000,00 € 

- Επώμια θερινών υποκαμίσων: 2.136 ζεύγη προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 7.700,00 € 

- Επιρράματα Σ.Ι: 550 ζεύγη προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης 7.000,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού δάφνη υπηρεσίας: 10 τεμ. προ¬ 
ϋπολ ογισθείσας δαπάνης 120,00 € 

- Διακριτικό Ασμία εξόδου χειμερινά Σ.Ι: 5 ζεύγη προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης 70,00 € 

- Διακριτικά Ασμία εξόδου θερινά ΣΙ: 5 ζεύγη προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 70,00 € 

- Διακριτικό Ασμία υπηρεσίας χειμ. Σ.Ι: 10 ζεύγη προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης 120,00 € 

- Διακριτικά Εσμία εξόδου θερινά Σ.Ι; 5 ζεύγη προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης 70,00 € 

- Διακριτικά Εσμία εξόδου χειμ. Σ.Ι: 30 ζεύγη προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 370,00 € 

- Διακριτικά Εσμία υπηρεσίας χειμ. Σ.Ι: 45 ζεύγη προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης 550,00 € 

- Διακριτικά Εσμία υπηρεσίας θερ. Σ.Ι: 30 ζεύγη προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης 370,00 € 

- Διακριτικά Υσμία εξόδου θερινά Σ.Ι: 20 ζεύγη προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης 250,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Τάξης υπηρεσίας Σ.Ι: 80 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000,00 € 

- Ταινία Δικόχων Σ.Ι: 1.050 τεμ. προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 12.460,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Σχολής υπηρεσίας χειμ. (Υπξκων): 
10 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 120,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Σχολής υπηρεσίας θερινά 
(Υπξκων): 5 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 70,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Τάξης εξόδου χειμερινά (Υπξκων): 


90 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.100,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Τάξης υπηρεσίας χειμ. (Υπξκων): 
300 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.600,00 € 

- Διακριτικά Αρχηγού Τάξης υπηρεσίας θερινά (Υπξκων): 
250 τεμ. προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.160,00 € 

- Διακριτικό 1 ου έτους χειμερινά (Σχ. Υπξκων); 2.750 τεμ. 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.000,00 € 

- Διακριτικά Ασμία εξόδου χειμερινά (Υπξκων): 15 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 200,00 € 

- Διακριτικό Ασμία εξόδου θερινά (Υπξκων): 20 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 250,00 € 

- Διακριτικό Ασμία υπηρεσίας χειμ. (Υπξκων): 20 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 250,00€ 

- Διακριτικό Ασμία υπηρεσίας θερινά (Υπξκων): 15 ζεύ¬ 
γη προϋπολογισθείσας δαπάνης 200,00 € 

- Διακριτικά Εσμία εξόδου χειμ. (Σχ. Υπξκων): 70 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 850,00 € 

- Διακριτικά Εσμία εξόδου θερινά (Σχ. Υπξκων): 60 
ζεύγη προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00 € 

- Διακριτικά Εσμία υπηρεσίας χειμερινά (Σχ. Υπξκων): 
70 ζεύγη προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00 € 

- Διακριτικά Εσμία υπηρεσίας θερινά (Σχ. Υπξκων): 250 
ζεύγη προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00 € 

- Διακριτικό Σμία εξόδουχειμ. (Σχ. Υπξκων): 60 ζεύγη 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00 € 

- Διακριτικό Σμία υπηρεσίας χειμ. (Σχ, Υπξκων): 80 
ζεύγη προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00 € 

- Διακριτικά Υσμία υπηρεσίας χειμερινά (Σχ. Υπξκων): 
120 ζεύγη προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000,00 € 

- Ταινία Δικόχων Υπξκων; 1.800 τεμ. προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης 11.000,00 € 

- Υποδήματα λευκό εξόδου γόβα: 70 ζεύγη προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 2.500,00 € 

- Υποδήματα μαύρα εξόδου γόβα: 20 ζεύγη προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 750,00 € 

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ: 
139.000,00 €. 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δσμού 
και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 08:00 - 14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 
15,00€. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 12.5.2008 Ώρα 14:00 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 
13.5.2008 Ώρα 10:00 

γ. Γλώσσα: Ελληνική 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Ανοιχτή Συνε¬ 
δρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές. 

7. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική Επιστο¬ 
λή συμμετοχής που να καλύπτει το 5 % της συνολικό 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) ή της αναλογικό 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 

8. α. Τόπος παράδοσης - παραλαβής των υλικών: Γε¬ 
νική Διαχείριση ιματισμού 123 ΠΤΕ/Τατόι 

β. Διάρκεια της σύμβασης: δύο (2) έτη από την ημε¬ 
ρομηνία υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης για 
ένα (1) ακόμη χρόνο, ύστερα από κοινή συναίνεση των 
συμβαλλομένων μερών 

γ. Πληρωμή: Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ορι- 
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στικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερεις (4) μήνες 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με 
δικαίωμα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμη¬ 
λότερη τιμή 

11. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος αύξη¬ 
σης των ποσοτήτων μέχρι ποσοστού 15 % και μείωσης 
κατά 50 %. 

12. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

στον ελληνικό Τύπο: 1.4.2008 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 2360 

Ο Δήμαρχος ΠΑΡΑΛΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάθεση του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικών 
Δρόμων», με το σύστημα προσφοράς των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, 
ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 210/1997. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 191/2007 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάίας, ανέρχεται στο ποσό των 531.810,19 
ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
642.600,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.4.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παραλίας, στην έδρα του 
Δήμου στη Παραλία Ν. Αχα'ΐας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παραλίας στην 
έδρα του Δήμου στη Παραλία Ν. Αχαΐας, από την αρ¬ 
μόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α 
2007 με ποσό 330.000,00 € και Σ.Α.Τ.Α 2008 με ποσό 
312.600,00 € 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινο¬ 
πραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Πρώτη (1η) και άνω τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

β. Προερχόμενες αττό κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, 
του π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα 
καθώς και του ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006 και του 
ν. 3463/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.637,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διανωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τριακόσιες 
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εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παραλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Παραλίας στο Δημαρχείο, στη Παρα¬ 
λία του Ν. Αχαίας (Αρμόδιος: Δαλαγιώργος Αντώνιος, 
τηλ. 2610/520531) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης Ν. Αχαίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: 
Σφίγγας Γ., τηλ. 2610/316.428) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 17.4.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφό¬ 
σον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαίας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-314.894). 

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψήφιους έχουν λά¬ 
βει τεύχη δημοπράτησης, έχουν δικαίωμα να παραλά¬ 
βουν νέα, προσκομίζοντας απαραιτήτως τα παλαιό. 

Παραλία, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

Αριθμ. 1568 

1. Ο Δήμαρχος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑ¬ 
ΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 113.500,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατη¬ 


γορία εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω, με προ¬ 
ϋπολογισμό 66.383,50€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ Α1 τάξης και άνω, με 
προϋπολογισμό 27.502,65 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Ηρώων 1940 αριθ. 1, μέχρι τις 17.4.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24340-29034, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24340-23050, αρμόδια υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Στυλιανή Παρασκευά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε¬ 
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 και άνω στην 
κατηγορία Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο- 
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.878,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πύλης. 

Πύλη, 31 Μαρτίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 
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